BEWONERSBRIEF 3 


Aan de bewoners van het centrum van Zandvoort 

HERINRICHTING CENTRUM FASE 5: HET RAADHUISPLEIN (OB/CT/2006/971) 


Geachte heer/mevrouw, 

Na de jaarwisseling is weer met volle overgave door de aannemer gestart met de uitvoerings- 
werkzaamheden van fase 2 op het Raadhuisplein. Deze derde bewonersbrief gaat gelijk op met de op 
handen zijnde start van de volgende fase. In een eerdere brief bent u al op de hoogte gebracht van een 
aantal zaken, maar we willen u toch nogmaals een aantal van deze belangrijke punten meegeven: 

- wie is uw aanspreekpunt 

- de fasering van het werk 

- de verkeerscirculatie tijdens de diverse fasen 
de bereikbaarheid van de winkels 



Planning werkzaamheden 

Het project bestaat uit vijf fasen. De 
werkzaamheden voor fase 2 zijn gestart en 
zullen naar verwachting eind januari 
afgerond zijn. De start van de 
werkzaamheden in fase 3 (zie toegevoegde 
plattegrond Raadhuisplein) van het werk 
zal naar alle waarschijnlijkheid 
plaatsvinden in de week van 7 februari tot 
11 februari a.s. Deze fase zal ca. eind 
februari, begin maart 2006 zijn afgerond. 
In tegenstelling tot de informatie die in het 
raadhuis hangt, wordt uit efficiency 
overwegingen voor de aannemer, 
nu eerst deze fase uitgevoerd. Daarna zal 
gestart worden met fase 4. Dit behelst de 
afsluiting van de Oranjestraat. 


Als de werkzaamheden volgens de planning worden uitgevoerd en de weersomstandigheden dit toelaten, 
zal het hele project medio april zijn afgerond. De inzet is om vóór de Pasen alle werkzaamheden af te 
ronden. 


Uitvoering van de werkzaamheden 

BAM wegen, regio Noordwest bv, voert de werkzaamheden uit. Contactpersoon van de aannemer is de 
heer C. Swankhuizen. Hij is dagelijks op het werkterrein aanwezig. Hij is uitvoerder van het werk en 
verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de werkzaamheden. 

Namens de gemeente is de heer M.J. de Jager directievoerder van de werkzaamheden. Hij zal wekelijks 
op het werk aanwezig zijn. 

De heer A. Melchers voert namens de gemeente het dagelijks toezicht uit. Mocht u tijdens de 
uitvoeringswerkzaamheden vragen hebben over de werkzaamheden, dan is hij de aangewezen persoon 
om contact mee op te nemen. De heer Melchers is te bereiken via 06- 25162224. 




Afspraak over de wijze van informeren 

Steeds zal de aannemer of de gemeente u als bewoner cq. ondernemer voorafgaande aan de start van een 
fase op de hoogte stellen van wat er komen gaat. Per fase legt één van hen uit hoe het 
(bevoorradings)verkeer op veilige wijze het centrum kan bereiken, welke maatregelen er getroffen zijn en 
met welke verkeershinder en overlast u te maken krijgt. 

Het bereikbaarheidsvraagstuk 

Door de opdeling in vijf fases kan het centrumgebied zo goed als mogelijk bereikbaar blijven. Tijdens de 
diverse fasen zullen borden de omleidingroutes aangeven. De tekening van de fasering van de 
werkzaamheden is te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis. 

Bereikbaarheid winkels en verkeerscirculatie fase 3 

Als bijlage bij deze brief vindt u een tekening waarin is aangegeven welk deel van het Raadhuisplein 
tijdens de derde fase wordt opgebroken en heringericht. Zoals hieruit blijkt zal de Prinsesseweg tijdens de 
uitvoering van deze fase niet meer via de Louis Davidsstraat te bereiken zijn. Wel is het Raadhuisplein 
vanaf de Prinsesseweg te bereiken via de zijde van de Louis Davidsstraat waar de bushalte is gesitueerd. 
De Grote Krocht, Oranjestraat, Kerkplein en Haltestraat zijn tijdens deze fase wel bereikbaar voor het 
verkeer. 


Voor klanten 

De winkels zijn aan de voorzijde bereikbaar middels loopschotten. Hierdoor is het voor de klanten 
mogelijk om winkels te bezoeken. 



Voorbestemming en 
bevoorradingsverkeer 
Voor het bestemmings- en 
bevoorradingsverkeer is het 
tijdens deze fase goed 
mogelijk om de winkels in 
het centrum te bereiken. 

Via de hierboven 
genoemde omleiding is het 
goed mogelijk om in alle 
aanliggende straten van het 
Raadhuisplein te komen. 

Door middel van bebording 
zal worden aangegeven hoe 
de diverse verkeersstromen 
lopen. 

De ondernemers worden 
wel verzocht om de 
bevoorrading zoveel mogelijk met kleine vrachtwagens te laten plaatsvinden. 






Reageren 

Als u wilt reageren op deze bewonersbrief, dan kunt u een brief schrijven naar de gemeente Zandvoort, 
t.a.v. projectleider Peter Post of Rob van der Zwet, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of een e-mail sturen 
naar info@zandvoort.nl o.v.v. Project Herinrichting centrum fase 5: het Raadhuisplein. U kunt natuurlijk 
ook even bellen: tel: 5740100. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Zandvoort, 19 januari 2006 
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort. 

Plattegrond Raadhuisplein, 3 e fase uitvoeringswerkzaamheden. 



